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2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 520 
: ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ್ಥ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 

ಕ್ರಸಂ ಪ್ರತ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 

ಅ) |ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ `ಹಾಸನೆ, 
ಯೋಜನೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ 
ವಿವರಗಳೇನು; ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ 
(ಮಾಹಿತಿ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 527 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ 
ನೀಡುವುದು) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ 50% ರಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕ್ಯತ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:17.2.2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ] ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ "ನೀರನ ಯೋಜನೆಗೆ ಒದ್ದಾರೆಯಾಗಿ 
ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ | 12856 ಎಕರೆ 02 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ನೇರ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಯಡಿ 374 ಎಕರೆ 32.08 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು 2013ರ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ 1073 ಎಕರೆ 25.04 ಗುಂಟೆ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


CWE ಕಾಮೆಗಾರಿಯನ್ನು 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ 
ಯಾವುದು; 


ಸಂಸ್ಥೆ 
[6] 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ 
ಜಲ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೃಹತ್‌ 
ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏತ ಹಾಗೂ ಗುರುತ್ವ . ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಿವಿಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಈ) ]7ಈ ಯೋಜನೆಯ] 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು 
ಯಾವಾಗ; ಇದಕ್ಕೆ 
ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ 


pe 


ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ" ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲ 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 
ರೂ.706.06 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 88 ಡಬ್ರ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2020 € 


pS 


ನನ 
(ರಮೇಶ್‌ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 
(ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 


